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Roberto Ahumada Villanueva 


De: Roberto Ahumada Villanueva 

Enviado el: . jueves, 13 de septiembre de 2018 11:13 

Para: 'Jose Mejias Chiang (Arica)'; 'Gerardo Castañeda Alcaíno' 

cC: Bruno Boggioni Rivera; Francisco Meza Hernandez; Jaime Valdebenito Alcócer 
Asunto: Plazo 2 de Octubre 


Dado el vencimiento y que se mantienen pendientes las observaciones. 
En términos generales Emelari no ha dado cumplimiento al Contrato. 


- Regularización de empalmes. 

- Presupuesto en línea diagonal Pampa Camarones. 

- Presupuesto en sector Camarones Km 3.6. 

- — Solicitudes de modificación al GORE ARP, 

- Regularización de ambas anteriores en la SEC. 

- — Tramitación en la SEC de la Zona de Concesión Provisoria, expirada. 
- Nuevo aumento de plazo. Si fuese necesario. 


Solicito reunión urgente hoy jueves a las 16:00 hrs. en oficinas DIPLADER o mañana viernes a las 09:00 hrs. 
impostergable. 


atentamente 


ROBERTO AHUMADA V. 
PROFESIONAL DIPLADER 
Anexo: 58 2 207407 





Roberto Ahumada Villanueva 


De: Roberto Ahumada Villanueva 

Enviado el: martes, 02 de octubre de 2018 9:43 

Para: 'Jose Mejias Chiang (Arica)'; 'Gerardo Castañeda Alcaíno' 

CC: Bruno Boggioni Rivera 

Asunto: RV: OFICIO N° 0885 AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO 

Datos adjuntos: OFICIO N° 0885 DIPLAN AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO.PDF 


Acompaño REX con aumento de plazo máximo hasta 03 -11-2018. 
Solicito agilizar todo lo pendiente para completar proyecto con énfasis en : 
- Completar empalmes. 
- Zona de concesión 
Informes arqueológicos 
- Presupuesto actualizado. 
- Más los pendientes anteriores. 
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a 
De: Miguel Ramirez Cornejo 

Enviado el: martes, 02 de octubre de 2018 9:39 

Para: Bruno Boggioni Rivera; Roberto Ahumada Villanueva 

CC: Elizabeth Docmac Salazar; yvargasQinterior.gov.cl; Lorena C. Stromilli Rodriguez 

Asunto: OFICIO N* 0885 AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO 


Estimados: 


Buenos días, para su conocimiento y fines pertinente, adjunto documento en asunto 


Atentamente 


Miguel Ramirez Cornejo 

Oficina de Partes 

Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
Fono: 58-2207312 








Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la 


persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede 
estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y 


proceda a su destrucción. 


Roberto Ahumada Villanueva 


De: Roberto Ahumada Villanueva 

Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 9:42 

Para: 'Gerardo Castañeda Alcaíno' 

CC: Bruno Boggioni Rivera 

Asunto: RE: Presupuesto menor costo modificaciones. Camarones 


Gerardo, solicito priorizar. 
Adicionalmente te recuerdo el tema de las regularización de Concesiones con la SEC. Se requiere informe formal (oficio 
del Gerente) en que informe al GORE A&P el resultado de las gestiones y sus resultados, en esta semana. 


Saludos 
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De: Gerardo Castañeda Alcaíno [mailto:gerardo.castaneda@emelari.cl] 
Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 9:39 


Para: Roberto Ahumada Villanueva 
Asunto: RE: Presupuesto menor costo modificaciones. Camarones 


Profesor, he solicitado la diferencia de presupuesto total, debido a las modificaciones que ocurrieron en general 


durante el desarrollo del proyecto. 
Lo enviaré a la brevedad. En este momento voy a realizar una revisión a la red en el pueblo de Guañacagua, por lo que 


no estaré disponible durante la mañana. 


Saludos. 
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De: Roberto Ahumada Villanueva [mailto:roberto.ahumada(gorearicayparinacota.gov.cl] 
Enviado el: viernes, 19 de octubre de 2018 10:10 


Para: Jose Mejias Chiang (Arica) <jose.mejiasOemelari.cl>; Gerardo Castañeda Alcaíno 
<gerardo.castaneda(emelari.cl>; Oscar Israel Jerez Lira <ojerezl(WCGE.CL> 


CC: Bruno Boggioni Rivera <bruno.boggioniOgorearicayparinacota.gov.cl>; Francisco Meza Hernandez 
<francisco.meza(OWgorearicayparinacota.gov.cl> 
Asunto: Presupuesto menor costo modificaciones. Camarones 


En atención a las modificaciones del trazado de líneas en Pampa Camarones, Km. 3.6 Camarones y sector Porto Carrero, 
reitero lo expuesto y solicitado en nuestros oficios en orden a informar el menor costo por reducción de líneas M.T. 


atentamente 
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ni 


Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario. puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la 
persona o entidad de destino. Sí no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede 
estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y 


proceda a su destrucción. 








Roberto Ahumada Villanueva 


De: Gerardo Castañeda Alcaíno <gerardo.castanedaOemelari.cl> 

Enviado el; miércoles, 20 de marzo de 2019 12:06 

Para: Bruno Boggioni Rivera; Roberto Ahumada Villanueva 

CC: Fernando Castillo Diaz (Arica); Oscar Israel Jerez Lira; Fabiola Alejandra Duarte Morales; 
Jose Castro Silva; Javier Gonzalo Silva Gonzalez 

Asunto: RE: Concesión definitiva Camarones 

Estimados, 


Junto con saludar les escribo de parte de CGE del área de soporte a procesos en permisos, servidumbres y concesiones. 
A continuación les comento el estatus del proceso de Concesión Definitiva del Proyecto. Se desarrollaron los planos 
asociados, junto con los antecedentes de cálculo de seguridad, de un trazado de 130 km de red de Media y baja tensión. 
En este proceso, se presentó el avance antes descrito de estos planos a SEC, el cual fue devuelto solicitando una 
actualización y formalización de nuestro representante legal. 

Actualmente estamos en el proceso de enrolamiento ante la SEC del nuevo representante legal de CGE y 
adicionalmente terminando la planimetría. 

Agradeceré a ustedes poder indicarme sí, enviando una carta indicando la situación podemos solicitar un plazo 
adicional, o si me debo comunicar con su Unidad Jurídica para indicarles la situación. 

Se agradece su orientación y quedo atento a su respuesta. 


Saludos. 


De: Bruno Boggioni Rivera [mailto:bruno.boggioniWgorearicayparinacota.gov.cl] 

Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2019 20:01 

Para: Roberto Ahumada Villanueva <roberto.ahumadaOgorearicayparinacota.gov.cl> 

CC: Brunella Vinet Mattasoglio <brunella.vinetOgorearicayparinacota.gov.cl>; Fernando Castillo Diaz (Arica) 
<fernando.castillo(demelari.cl>; Gerardo Castañeda Alcaíno <gerardo.castanedaQWemelari.cl>; Andres Palma Tapia 
<andres.palmaOgorearicayparinacota.gov.cl>; Omar Sepulveda Vásquez 
<omar.sepulveda(Ogorearicayparinacota.gov.cl> 


Asunto: RE: Concesión definitiva Camarones 


Roberto: 
Se consulta por tramitación efectuada por empresa CGE, vinculada con la concesión definitiva de Camarones. 


En caso que a la fecha no se ha desarrollado tramitación , se solicita coordinar con Unidad jurídica para proceder análisis 
de pertinencia de aplicar multa. 


Saludos. 


Bruno F. Boggioni Rivera 


ARQUITECTO 
FONO: 58-2207375 


JEFE DE DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 





Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona O entidad de 
destino. Si no es usted. El destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación 
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y proceda a su destrucción, 


De: Roberto Ahumada Villanueva 
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2019 10:00 
Para: Fernando Castillo Diaz (Arica) <fernando.castillo 0emelari.cl>; Gerardo Castañeda Alcaíno 


<gerardo.castaneda(Memelari.cl> 


CC: Bruno Boggioni Rivera <bruno.boggioniOgorearicayparinacota. ov.cl> 
Asunto: Concesión definitiva Camarones 


Estimados CGEs, solicito a Uds. informar el estado de la solicitud de CGE a la concesión eléctrica definitiva a la SEC del 


proyecto en referencia. 
atentamente 
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